DISEÑO, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y arquitecto 
ASESORIA A MUNICIPIOS Gonzalo rendon reyes 

R.F.C. RERG8010214M6 C. U. R. P. RERG80102! HOCNYNOO 
RENDON TELESFORO ESTRADA S/N COL. CENTRO. STGO. J AJI ILTEPEC. OAXACA C.P. 71700 


ACTA PE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 

EJERCICIO 2019 



EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAPEXTLA MUNICIPIO DE SANTIAGO TAPEXTLA DISTRITO DE JAMILTEPEC DEL ESTADO DE OAXACA 
SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 30 DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2019, REUNIDOS EN SANTIAGO TAPEXTLA, SITIO DONDE SE ENCUENTRA 
UBICADA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA 16 DE 
SEPTIEMBRE CLAVE: 20DPR2775H” LOS CC. ANDRES VERONICA SILVA; CARMEN SALINAS HERNANDEZ; MAXIMINO PRUDENTE AVILA 
FLAVIO HERNANDEZ JACINTO Y JOSE LUIS NARVAEZ GONZALEZ; EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICA MUNICIPAL, 
REGIDOR DE HACIENDA, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS Y TESORERO MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE DEL H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO 
TAPEXTLA Y EL ARQ. GONZALO RENDON REYES, PERSONA FISICA CON MOTIVO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE 
LA OBRA "EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE". 
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UBICACION 

DATOS GENERALES 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
OFICIO DE AUTORIZACIÓN 


SANTIAGO TAPEXTLA, JAMILTEPEC, OAXACA 


RAMO GENERAL 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURAS SOCIAL MUNICIPAL Y DE 
US DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 
MST-485-FISMDF-04-2019 



OFICIO DE NOTIFICACION MST-485-FISMDF-04-2019 


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 


LA DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR, RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO Y MÚLTIPLE DE DESCARGA, 
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE, CON UNA DESCARGA DE 3" ACCIONADA A UN MOTOR FRANKLIN DE 10 HP, 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR PARA BOMBA DE 10 HP, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE SUMERGIBLE, 
INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN (CHECK) BRIDADA DE 3” DE DIÁMETRO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA PARA TAPA DE POZO CON 
CONCRETO ARMADO F C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, COLOCACIÓN DE TAPA DE LÁMINA PARA ACCESO DE 60X60 CM, 
CONSTRUCCIÓN DE ATRAQUE A BASE COLUMNA CIRCULAR DE 25 CM DE DIÁMETRO DE CONCRETO ARMADO, CON CIMENTACIÓN A BASE 
DE ZAPATA DE CONCRETO ARMADO DE 80X80X10CM. 


MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRATO 

. 

TSfrtítffo- 

FECHA PROGRAMADA DE FECHA PROGRAMADA DE 

INICIO 15/ABRIU2019 TERMINO 29/ABRIU2019 

FECHA DE INICIO REAL 15/ABRIU2019 FECHA DE TERMINO REAL 29/ABRIU2019 

METAS ALCANZADAS 1 OBRA BENEFICIARIOS 1422 PERSONAS 

ESTRUCTURA FINANCIERA 


APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO 

SALDO 

RAMO 33 FONDO F-lll 

$ 123.331.61 

|7“ 123,331.61 

* r-.y 

RAMO 33 FONDO F-IV 

$ 

$ 

$ -g 
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RAMO 28 

$ 

$ 

$ 


APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR) 

$ 

s 

$ 


APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) 

$ 

$ 

$ ... - " 

BENEFICIARIOS 

$ 

$ 

S 

OTROS 

$ 

$ 

S 

TOTAL 

$ 123,331.61 

$ 123,331.61 

$ 
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Especifique si la obra se ejecutó en el tiempo previsto y/o las causas que la hayan retrasado 
NO HUBO RETRAZO ALGUNO 
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RENDON 


DISEÑO, CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y arquitecto 
ASESORIA A MUNICIPIOS GONZALO RENDON REYES 


R. F. C. RERC8010214M6 C. U. R. P. RERG801021H0CNYN00 

TELESFORO ESTRADA S/N COL. CENTRO. STGO. JAM11.TEPEC. OAXACA C.P. 71700 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PE OBRA 


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDOS E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN 
EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 15 00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO 
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON 


ENTREGA LA OBRA 


NOMBRE DE LA EMPRESA 
PERSONA FISICA 
RFC.: 

DOMICILIO; 


CONTRATISTA 
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-J K; jSysSBS"*** 

GONZALO RENDON REYES 

Arquitecto 



GONZALO RENDON REYES 
ARQ. GONZALO RENDON REYES 
RERG8010214NI6 

CALLE TELESFORO ESTRADA S/N, COL. CENTRO, SANTIAGO JAMILTEPEC, OAXACA: 
C.P. 71700 
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RECIBE LA OBRA 
H. AYUNTAMIENTO 
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